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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 


COPIA 

Atto n. 38 del 

25.07.2013 

OGGETTO : 

Lavori di ristrutturazione del mulino di Libertino e dei fontanili di Accumoli e 
San Giovanni. Anticipazione di cassa. Autorizzazione. 


L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 25 del mese di Luglio, alle ore 12,00 presso la Sede Comunale, e 
riunita in assemblea la Giunta Comunale con la parted pazione dei signori: 


Cognome e Nome 

Incarico Istltuzlonale 

Presente 

Assente 

PETRUCCI Stefano 

Sindaco 

X 


VALENTINI Antonio 

Assessore 

X 


D'ANGELI Franca 

Assessore 

X 


DEL MARRO Gabriella 

Assessore 


X 

VOLPETTI GiancaHo 

Assessore 


X 


Presiede la seduta il Sindaco: Geom. PETRUCCI Stefa no. 

Partecipa alia seduta il Segretario Comunale: Dott. LAVAGNINI Claudio 


Parerl espressi ai sensi dell'art. 49 del P.Los. n. 267/2000. 


REGOLARITA' TECNICA - ResponsabUe Area Tecnica: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Arch. Laura Guidotto (vedi ailegato) 

REGOLARITA' CONTABILE - ResponsabUe Area Contabile: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta (vedi ailegato) 

II Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



















G.C. n. 38 del 25.07.2013 


LA GIUNTA COMUNALE 


Vista I'al/egata proposta di deliberazione ; 

Nulla avendo da eccepire in merito ; 

- Acquisiti i pareri prescritti dalla legge ; 

Con voti unanimi favorevo/i resi nei modi di iegge; 


DELIBERA 


> Di approvare I'allegata proposta di deliberazione. 

> Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibi/e ai sensi deH'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/00 con separata votazione palese ed unanime. 



Seduta della Giunta Comunale del 25.07.2013 
Atto n. 38 

OGGETTO: Lavori dl ristrutturazione del mulino dl Libertino e del fontanili di Accumoli e San 
Giovanni. Antlcipazione di cassa. Autorizzazione. 


PARERE DEL RESPONSABZLE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita tecnica 

II sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alia proposta di delibera in oggetto 
indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alia regolarita tecnica. 

Lb 


Responsabile dell' Area Tecnica: 
f.to Arch. Laura Guidotto 



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In ordine alia regolarita contabile 

II sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alia proposta di delibera in oggetto 
indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alia regolarita contabile. 

Lb 

II Responsabile dell'Area Contabile: 
f.to Dott.ssa Salvetta Giuliana 




G.C. n. 3 g> del ISfaj Q 


Oggetto: Lavori di ristrutturazione del mulino di Libertino e dei fontanili di Accumoli 
e San Giovanni. Anticipazione di cassa. Autorizzazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Accumoli e beneficiario di un finanziamento della Regione Lazio di 
€. 285.048,20 per la realizzazione dell'intervento denominato Progetto per la ristrutturazione 
del mulino di Libertino e dei fontanili di Accumoli e San Giovanni ; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 66 del 05/08/2011, con la quale e stato approvato il 

progetto ese cutivo de ll'opera, redatto dai profession isti i ncarica ti Arch. A qata Guerra . Arch. 

Giulia Villani e Archi Alvaro Saulli e pervenuto al prot. 3409 del 03/08/2011, per- un importo 
complessivo di €. 285.048,20, di cui €. 209.140,95 per lavori; 

RICORDATO che con Determinazione U.T. n. 161 del 05/09/2011 e stato approvato il verbaie 
di aggiudicazione in favore dell'Impresa Edil C.A.M. S.r.l., con sede in via G. Palumbo n. 1 - 
00195 Roma, che ha offerto un ribasso del 10,205 %; 

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 129 del 14/10/2011, registrato a Rieti il 20/10/2011 al n. 
569 serie I, con il quale sono stati affidati i lavori all'Impresa Edil C.A.M. S.r.l. per il prezzo di 
€. 189.078,69 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 12.548,46 oltre IVA nelle 
misure di legge; 

VISTA la Determinazione U.T. n. 50 del 19/04/2012, con la quale e stata approvata la 
contabilita al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 02/04/2012, per I'importo complessivo di €. 
172.001,98, al lordo delle ritenute di legge ed IVA 10% esclusa ed e stato liquidato all'Impresa 
Edil C.A.M. S.r.l.: 

il certificato di pagamento n. 1, per il pagamento della rata n. 1 di €. 100.500,00 oltre 
IVA 10%, per un totale di €. 110.550,00; 

I'importo di €. 14.308,62 oltre IVA 10%, per un totale di €. 15.739,48, relativo ai lavori 
in economia eseguiti per il restauro delle attrezzature moiitorie all'interno del mulino di 
Libertino; 

VISTA la Determinazione U.T. n. 117 del 21/09/2012, con la quale e stata approvata la 
contabilita al 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 15/06/2012, per I'importo complessivo di €. 
172.001,98, al lordo delle ritenute di legge ed IVA 10% esclusa ed e stato liquidato all'Impresa 
Edil C.A.M. S.r.l. il certificato di pagamento n. 2, per il pagamento della rata n. 2 di €. 
70.600,00 oltre IVA 10%, per un totale di €. 77.660,00; 

VISTA ia Determinazione U.T. n. 48 del 10/05/2013, con la quale sono stati approvati la 
contabilita finale ed il certificato di regolare esecuzione, per un importo totale dei lavori 
eseguiti al netto del ribasso d'asta di €. 189.078,33 ed e stato liquidato all'Impresa Edil C.A.M. 
S.r.l. il credito residuo per I'importo di €. 17.978,33 oltre IVA 10%, per un totale di €. 
19.776,16; 

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 27/09/2012; 

PRESO ATTO che, a causa della mancata erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio, non 
sono ancora state pagate aH'Impresa le fatture n. 09 del 16/07/2012 e n. 02 del 06/03/2013, 
rispettivamente di importo pari ad €. 77.660,00 IVA compresa ed €. 19.776,16 IVA compresa, 
relative al 2° SAL ed alio stato finale; 

CONSIDERATO che i pagamenti all'Impresa devono essere eseguiti entro i termini stabiliti dalla 
legge, pena I'applicazione di interessi di mora e con ulteriori aggravi per le casse del Comune, 
nell'ipotesi in cui J'lmpresa attivi un decreto ingiuntivo; 

VALUTATA attentamente la situazione e ritenuto opportuno nell'interesse dell'Ente procedere 
all'anticipazione della somma di €. 20.000,00 con fondi del proprio Bilancio, fatta salva la 
reintegrazione degli stessi non appena perverra il citato finanziamento regionale; 


VISTO I'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 che dlscipllna I'utilizzo in termini di cassa delle entrate 
a specifica destinazione nel limite massimo dei 3/12 delle entrate correnti nel penultimo anno 
precedente; 


DELIBERA 

1) di recepire e fare propria la premessa in narrativa; 

2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Responsabile del Servizio 
Finanziario a porre in essere gli atti necessari per il pagamento aH'Impresa Edil C.A.M. 
S.r.l., con sede in via G. Palumbo n. 1 - 00195 Roma, della somma di €. 20.000,00, a 
titolo di acconto sulla fattura n. 09 del 16/07/2012 reiativa al certificate di pagamento n. 2 
del 2° S.A.L. dei Lavori di ristrutturazione del mulino di Libertino e dei fontaniii di Accumoli 
e San Giovanni, mediante anticipazione di cassa; 

3) di impegnarsi a reintegrare i citati fondi vincolati al pagamento delle rate non appena 

pervefraril contri 50 toTeg ion a le - suddetto; ~ — 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deH'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 


II Segretario Comunale 
f.to Dott. LAVAGNINX Claudio 


II Presldente 

f.to Geom. PETRUCCI Stefa no 



ESECUT1VXTA' 


La suestesa Deliberazione e divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a Pubblicazione 
all'ALBO PRETORIO, senza reclami. 


ACCUMOLI, 


tlmbro 


II Segretario Comunale 
Dott. LAVAGNINI Claudio 





